` 


7 ù 


وزارة التعاليمطم 
كت تطوير للمباني 
HATWEER BUILDINGS COMPANY‏ 


محضر إستلام مدرسة مجمع تحفيظ القران الكريم للبنات بأبوعزيش 


ترميم مباني مدرسية في ِ 
اسم ‌المشروع بجازان وابوعريش (مجموعه موقع المشروع ابوعریش-جازان 
ابوعریش ) 
قيمەعدالمشروع | 1,148,400 E‏ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 
nآ ‏ | TBC-SA-Renv.‏ اسم المققاول O‏ مؤسسة مساوي معبر معشي ٠.‏ 
رقم - Mesawa-2078/2018‏ _ ا اللمقاولات العامة 
مده عق المش روع ٠‏ | 0 يوم u‏ تسلیم الموقع 21 م 


إنه في يوم الإثنين الموافق 28/ 01 /2019 م وبحضور كل من : 


م.م / باسم بارزیق مدير مسار الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بتعليم جازان 
2 أ / عمر أحمد حنباص مندوب مکتب تعليم أبوعریش 
3 م. أحمد بهجت جلال المهندس الاستشاري 
4 م . محمد عبدالله المهندس الاستشاري 
5م . أحمد جلال خفاجي مندوب المقاول ‏ 


ربد العابلة م التي : 
استلام الاعمال بالمدرسة طبقا لبنود العقد وتم الاتفاق علي ان المدرسة يستفاد منها وجاهزة لدوام الطالبات وتم 
لاتتاق اي تلايم فيح مباي المدرسة اي عندوب مكب لايم ابرعريش حت رتستي لهم اليد في نال الات 
الخاص بالمدرسة وبدء الدوام 
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